CONTRATO No. MSJ/nSM-DF/467/079/2019 



Santiago 

JAMILTEPEC 

GOBIERNO MUNICIPAL 
2019-2021 



H. AYUNTAMIENTO SANTIAGO JAMILTEPEC, JAM. 

DISTRITO DE JAMILTEPEC 

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITÁRIOS YTIEMPO DETERMINADO 


CONTRATISTA: CONSTRUCTORA ZUCHIATE SA DE 
C.V. 

ADMINISTRADOR ÚNICO: C. ARTURO LOPEZ ESPINOSA 

DIRECCIÓN: CARRETERA PANTEON JARDIN NO.EXT. 
123 CASA 23, INT. 1, COL. RESIDENCIAL JAZMINES, 

SAN ANDRÉS HUAYAPAM, OAXACA, C.P. 68287. 

TELÉFONO: 

RFC.: CZU17121S8G0 
I.M S.S: P6110386107 

CORREO ELECTRÓNICO: constmzuchiateiaihotmail com 


CONTRATO No. MSJ/FISM-DF/467/079/2019 

FUENTE DE FINANCIAMENTO: FONDO III.. FONDO DE 
APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA 
SOCIAL MUNICIPAL Y DE US DEMARCACIONES 
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) 
2019. 

EJERCICIO: 2019 

MODALIDAD DE CONTRATACION: POR INVITACIÓN 
RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES 
CONTRATISTAS. 

FECHA DE FALLO: 29 DE JULIO DE 2019 



HNCICÂTURA 

NiCIPAL 
>. Santiago 
ia niftepec, 

. Jamllte^c, 


OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO 
DEL KM. 0+000 AL KM. 0+250. 


LOCALIDAD: SANTIAGO JAMILTEPEC 


MUNICÍPIO: SANTIAGO JAMILTEPEC 


MONTO: $ 1,775,332.94 (UN MILLÓN SETECIENTOS 
SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS 
PESOS 94/100 M.N) INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR 
AGREGADO 


presidência I 


IICIPAL i_ 

■jjrOS CONSTRUIMOS EL 

Centro, Santiago Jamiltepec, OaxacJiílP.‘71700 Tel: (954) 


-58^0om/kÂ 


ms. 2021 
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Santiago 

JAMILTEPEC 


GOBIERNO MUNICIPAL 
2019-2021 

Contrato de Obra Pública No. MSJ/FISM-DF/467/079/2019 



Contrato de obra pública a precios unitários y tiempo determinado que celebran por una parte, el Município 
de Santiago Jamiltepec, Distrito de Jamiltepec, Estado de Oaxaca, al que en este documento se le denominara 
“El Município” representado por los CC. CECÍLIA RiVAS MARQUEZ, ING. AURÉLIO LÓPEZ SORIANO, en 
calidad de Pres|denta Municipal, Síndico Municipal, respectivamente; y por la oira parte el C. ARTURO 


LOPEZ ESPINOSA, en su carácter de ADMINISTRADOR UNICO de 
ZUCHIATE S.A DE C.V., a quien en lo sucesivo dentro dei presente 
Contratísta”, de conformidad con las siguientes declaraciones y cláusulas; 


la empresa “CONSTRUCTOF 

contrato se le denominara 




I.- 


a) 


a) 



C) 


d) 


Declaraciones 

“El Município” declara; 

^ ... SINDICATURA 

Que es una entidad de caracter publico, con património propio, autónomo en su régimen interior y con lí|M4JNICIPAL 


administración de su Hacienda, investido de personalidad jurídica propia en los términos de la fracción jH/y/o. Santiago 
IV dei artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 113 de i^mlltepec. 


Constitución Política dei Estado libre y soberano de Oaxaca, artículo 2 de la Ley Orgânica MunicipaDCtt. Jamiltepec^ 
Estado de Oaxaca. OoxL 2^19 • 2Qil 


b) 


Que senala como su domicilio para los fines y efectos de este contrato el ubicado en Palacio Municipal 
S/N, Colonia Centro. — 


Que la autoridad que lo representa está facultada para contratar en los términos dei artículo 43 fracciones I 
y V, artículo 68 fracción I, y Artículo 71 fracción I de la Ley Orgânica Municipal para el Estado de Oaxaca. 



Que el presente contrato se adjudica mediante el proceso POR INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO 
MENOS TRES CONTRATISTAS. a la empresa “CONSTRUCTORA ZUCHIATE S.A DE C.V. 
Representado por el C. ARTURO LOPEZ ESPINOSA, de acuerdo al acta de Fallo de fecha 29 de Julio 
de 2019 y de conformidad con lo establecido en el artículo 25 fracción II de la Ley de Obras Públicas y 
Servidos Relacionados dei Estado de Oaxaca y de conformidad con los montos establecidos por pl 
Presupuesto de Egresos dei Estado para elejercicio 2019 v \ 


Que para cubrir las erogaciones que se deriven dei presente contrato “El Município” cuenta con 
recursos asignados y disponibles en Ramo General 33, correspondiente al Fondo III.- FO 
APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARC, 
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF), para el ejerddo 2019, segú 
Aprobación y Autorización No. MSJ/467/FIII/01S/2019 de fecha 11 de Julio de 2019. 


II.- “El Contratísta” declara; 


Que tiene capacidad jurídica y técnica para contratar sus servicbs, a través dei C. ARTU| 
ESPINOSA, de acuerdo al documento Notarial Volumen Número 790 e Instrumento Nota 
41,996, levantad^^te el Notário Público No. 19 de la ciudad de Oaxaca de Juái 
.. |.^g gjjjQ revocado ni restringido de manera algun 

3(|dad legal, identificándose con credencial de elei 

‘j 

al) en pleno ejercido de sus derechos y que su registro fedeé^iãtWntribuyentas 
8G0 y Registro IMSS - P6110386107. 


carácter con 
tiene plena e,j 
número de foi 






.lOENCIA I 

,9s CO NSTRUIMOS'tL ÒIeÍARRO 


õfltÇol. Centro, Santiago Jamiltepec, Oaxaca C.R 71700 Tel: (954íí^g^2 
/71^tes^(tecia@jamiltepecmunicipio.gob.mx / jamiKepecmunicipio.gòfeKmi^^^^^PêC 
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, Santiago 

JAMILTEPEC 


GOBIERNO MUNICIPAL 
2019-2021 

c) Que tiene como actividad principal la realización de conáiHrilíftíf '*** 
mstitucionales y de servidos, construcción de obras para 

de agua y drenaje, construcción de obras marítimas, fluviares y subac 
presas y represas 



COHSTIHICT 



comerciaies, 

__ ^ y suministro 

y subacuáticas, construcción de 


d) 


e) 


^ capacidad jundica para contratar y contratarse, que reúne^las condiciones técnicas 
economicas y el personal capacitado necesario para la ejecución de la obra. objeto dei presente contrato 

A 

SSnrt y patrón dei personal que ocupe con motivo de los trabajos matéria dei contrato, será' 

uniTO responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos 
matena de trabajo y seguro social. 


Que conoce el contenido y los requisitos que establece ia Ley de Obras Públicas y Servidos Relacion 
dei Estado de Oaxaca, el Reglamento de Construcción y Seguridad Estructural y el contenido de' 
anexos dei presente contrato, planos, espedficaciones constructivas. catálogo de conceptos y proqra 
calendanzado de ejecución de los trabajos. ^ ■ / p a 

g) Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en ninguno de los supue: 
establecidos en el artículo 32 de la Ley de Obras Públicas y Servidos Relacionados dei Estado de 

Que para los efectos dei presente contrato senala como su domicilio para oír y recibir toda clase de 
notificaciones, el ubicado en: CARRETERA PANTEON JARDIN No. EXT. 123 CASA 23 INT. 1 COL 
RESIDENCIAL JAZMINES, SAN ANDRÉS HUAYAPAM, OAXACA, C.P. 68287 

III.- Ambas partes declaran: 



idicaturâ 

fUNICIPAL 
^lo. Santiago 
Jamittepec, 

m 



a) 


c) 


Que gestionaran y obtendrán todas y cada una de las autorizadones, permisos y licencias que en derecho 
correspondan a cada una de las partes, para la ejecución de la obra objeto de este contrato. 

Q^ conocen el alcance y el contenido de la modalidad de contratación POR INVITACIÓN RE STRINGIDA 

C ONTRA TISTAS. . que se establecen en el artículo 25, fracciónJ|Wlft|a Ley 
u® y Servicios relacionados dei Estado de Oaxaca. 

^ recíprocamente su personalidad jurídica y manifiesta 
conTO^^^^â'gpX)ntenido y alcance de las declaraciones anteriores y convienen de confi 
sigjjigjSKI^-í^ 

míA 



PRESI 

hWN 

Mpio. 


CLAUSULAS 

,_.w ™,-.,ntrato. 

® contratista la realización de la obra; “CONSTRUCCIÓN«Dé^PÀ<ftlll®JTO 
^ . -jfTS^f^UUCO EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO DEL KM. 0+000^ im<Ííf29ai’ 

Ípp?t..Tam JAMILTEPEC. Munidpio Santiago Jamiltepec, la obrP%,Slg 

EFECTURAN LOS TRABAJOS : LIMPIA TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO NATURAL 

REFERENCIA, EXCAVACIÓN PARA DESPLANTE DE GUARNICIONES 
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO DE 20 X 15 X 40 CMS. CIMBRADO EN 

SUPERFÍCIE PARA EL COLADO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN PISO DE 
15 CMS. DE ESPESOR CON MALLA SOLDADA DE 66 10-10, COLADO CONTINUO CON CONTEtA 

federal, est^ Vi«wye^la8ipcQyedp®irpl^s#i€«pííKafice6iQíaôs:|irogiamafey pfBi?apc[e(tóosc(8*@8»Gdientes 
y en general el expedientift4«eiaiooa«|toriaadâ;iquGcfi>oiBnQcdneixoaía(iftMikí>firtflHiatef>»*itA<je este contrato. 


li' n. ■- 

,5 
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tfJAr 

GOBIERNO MUNICIPAL 
2019-2021 

Segunda: Monto dei contrato. 


Santiago 

JAMILTEPEC 



El monto dei presente contrato es por la cantidad de $ 1,775,332.94 (UN MILLÓN SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y DO PESOS 94/100 M.N) I.VA INCLUÍDO, integrado con las siguientes aportaciones;_ 


FONDO 

SUBTOTAL 

IVA 

total ^ 

FONDO DE APORTACIONES PARA LA 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS 
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO 
FEDERAL (FISMDF) 2019. 

$1,530,459.43 

$244,873.51 

$1,775,33^N 





TOTAL 

$1,530.459.43 

$244,873.51 

$1,775,ãÉ(lUj[ 


Tercera: Plazo de ejecución. 

“El Contratista” se obliga a ejecutar la obra en un plazo de 92 dias naturales debiendo iniciar la obra o 
dei presente contrato el día 01 de Agosto dei 2019 y terminaria a más tardar el dia 31 de Octubre dei 
de acuerdo con lo solicitado por “El Município” y los programas presentados por “El Contratista”. 


_ICIPAL 

Mp/o. Santiago 
Jamiltepec, 
Jamiltef. 
20fá-2QU 


Para efectos de prorroga en la ejecución de obra por causas imprevistas que lo retrasen, no imputables a '% 
Contratista” ó a “El Municipio” de común acuerdo procederá la autorización de una prorroga previa solicitu 
por escrito de “El Contratista” y la evaluación de “El Município”. 

Cuarta: Disponibílídad dei inmueble y documentos administrativos. 

El Município” se obliga a poner a disposición de “El Contratista”, el o los inmuebles en que han de llevarse a 
cabo los trabajos matéria dei presente contrato, así como los dictámenes, licencias, permisos y demás 
autorizaciones que sean responsabilidad de “El Município”, y que se requieran para la realización de la obra. 

Quinta: Anticipos \ 

\ 

El importe total otorgado por “El Município” por concepto de anticipo es por la cantidad de $0.00 (CERO PESOS 
00/100 M. N.) I.VA incluído, que representan (0.00%) dei monto total dei contrato y por lo cual “El Contratista”^ 
se obliga a utilizados exclusivamente para la ejecución de dicha obra y deberá expedir el comprot 
correspondiente, integrado con las siguientes aportaciones; 



FONDO 

SUBTOTAL 

IVA 

TOTAL . , .1 

FONDO DE APORTACIONES PARA LA 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE US 
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO 
FEDERAL (FISMDF) 2019. 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

r.OH^ 

TOTAL y 

$0.00 

$0.00 

-- ---» W ■ 1 w w 

$0.00 , 


Los importes 
pactada para 
el programa d 
plazo sedalfido' 
sriginalme 




is serán puestos a disposición de “El Contratista” coi; 

■trabajos; el atraso en la entrega dei anticipo será motivo p 
^ ictado; cuando “El Contratista” no entregue la garantia dí 
íderá el diferimiento y por lo tanto deberá iniciar la obra 

IDEMCIA 

IWOS CONSTRUIMOS Ej. DESARROÜ^ííia 

:io Centro, Santiago Jamjhiepec, Oaxaca C.P. 71700 Tel: (954) ... 

PttO» J®lW^rsij^^cia@jamiltepecmunicipip.gob.mx / jamiltepecmunicipio.g<|^jm<^^^^^^ 


R.t4tiCZUi 

iual plazo 
lentro dei 
btabledda 


rao 



Í2I 
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El anticipo deberá ser amortizado totalmente en el mismo ejercicio media?ítífbèÇltl?:èl 
cargo a cada una de las estimaciones que por trabajos efectivamente ej 

sobre el monto total de las mismas, debiéndose liquidar el faltante por __ _ _ 

tales efectos “El Município” en su caso, efectuara la deducción respectiva al formularse la última ^timacíón de 
referencia. 




ionales con 
sta un 30%) 
la estimacA^in final, para 


Si “El Contratista” no amortizo el anticipo en la fecha convenida por causas que le sean imputables o si lo 
destina a fines distintos de los pactados pagara a “El Município”, gastos financieros conforme al procedimientjg 
establecido en el Código Fiscal dei Estado, como si se tratara dei supuesto de prórroga de créditos fiscales y s 
computaran por dias naturales desde la fecha de pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente láfe^ 
cantidades a disposición de “El Município”. ^ 


Sexta: Forma de pago 



SINDICATUR/ 

Las partes convienen que los trabajos objeto dei presente contrato, se paguen mediante la formulación 
estimaciones de trabajos ejecutados, que deberán cubrir por unidad de obra terminada, previa verificación 
obra y de conformidad con el proyecto, especificaciones y nomtas de calidad requeridas ejecutado confonna^o jamIltM' 
expediente técnico autorizado en un periodo no mayor de treinta dias, las que serán presentadas por ^ 

Contratista” a “El Município” acompanadas de la documentación que acredite la procedência de su pago, 
dentro de los cuatro dias hábiles siguientes a la fecha de su corte; de conformidad con el artículo 56 de la Ley 
de Obras Públicas y Servidos Relacionados dei Estado de Oaxaca 


20/19-. 


Cuando las estimaciones no sean presentadas en el término antes senalado, se incorporaran a las siguientes 
estimaciones para que “El Município” inicie su trâmite de pago. 


En el supuesto de que existan diferencias técnicas o numéricas, que no puedan ser autorizadas en un plazo de 
tres dias naturales, estas se resolverán e incorporaran en la siguiente estimación. 


“El Município” cubrirá a “El Contratista” el importe de sus estimaciones dentro de un 
veinte dias hábiles contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por “El 
artículo 56 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados dei Estado de Oaxaca. 


“El Contratista” conviene y acepta que “El Município” con cargo a cada una de las estim; 




ayofde 
Qúnjel 


las le aplique las siguientes deducciones: 

PRESIDE 

;acion proporcional dei anticipo (hasta un 30%). lUI U NI Gí 

ndrá el 5 al miliar (0.5%) al importe de la estimación sin I.V.A. Por corjçeptp. ^oraj^ÜMIción 
pago de vigilância, inspección y control de los trabajos ejecutados pgg/i^cpQftatista 
brme a lo establecido por el artículo 51 fracción XVIII en relación con el ar1{^j$i de 

Públicas y Servicios Relacionados dei Estado de Oaxaca. Dicha deduc0ig|5,lgÜ6È9àiwOTda 
'^âmente por “El Municipio”, mediante la aplicación de los mecanismos de pagos establecidos 
•la gestión de los recursos, mismos que serán captados y enterados a las instancias 
ispondientes. 

;endrá el 3% sobre erogaciones al trabajo personal subcontratado según el artículo 64 de la 



2019 Hacienda. 


Tratándose de pagos en exceso, “El Contratista” deberá reintegrar las cantidades recibidas en exceso, más 
los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal dei Estado de 
Oaxaca, como si se tratara dei supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales y se computaran por dias . 
naturales desde la fecha de pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición 

dei município. JUNTOS CONSTRUIMOS EL DESARROLLO 

Palacio Municipal $/N Col. Centro, Santiago Jamiltepec, Oaxaca C.R 71700 Tel: (954) 58 2 85 45 - 58 2 82 30 
presidencia@jamiltepecmunicipio.gob.mx / jamiltepecmunicipio.gob.mx 


'e£ 
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Séptima: Garantias 



“El Contratista” se obliga a constituir en forma, términos y procedimientos previstos en el artículo 37 de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados dei Estado de Oaxaca las siguientes garantias: 


I ).- Por los anticipos que en su caso reciban deberán constituirse dentro dejos quince dias naturales 
siguientes a la fecha de notificación 

Del fallo y será por el 100% dei monto de los anticipos. 




II).- Por el cumplimiento de los contratos, esta garantia deberá constituirse dentro de los quince dias naturale^ 
siguientes a la fecha de 

Notificación dei fallo y será por el 10% dei monto total de la obra. 



III).- Por los vidos ocultos será porei 10% dei monto total de la obra por un período de doce meses contadora mm «tiio 
partir de la fecha de entrega recepción de la obra de acuerdo al artículo 37 de la Ley de Obras Pública^lWDlCATUn 
Servicios Relacionados dei Estado de Oaxaca MUNICIPAL 

Mp/o. Santíag< 

Para garantizar la correcta inversión dei anticipo “El Contratista” se obliga a presentar fianza por el 100% dd 

monto total recibido, otorgada por institución de fianzas debidamente autorizada, a favor de la tesorer^P’ 

iok. 1019 


otorgada por institución de fianzas debidamente autorizada, a favor de la tesorei 
municipal dei H. Ayuntamiento de. Santiago Jamiitepec misma que será presentada con antelación al inicio 
la obra. 


Para garantizar el cumplimiento dei contrato “El Contratista” se obliga a presentar fianza por el 10 
monto total de la obra contratada en los términos dei párrafo anterior. 



Así mismo “ El Contratista” previamente a la recepción de los trabajos por parte de “El Município” 
garantizara la obra por un periodo de doce meses y por el 10% dei monto total de la obra en los términos dei 
artículo 37 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados dei Estado de Oaxaca, para responder a los 
defectos que resulten de su realización por vidos ocultos y de cualquier otra responsabilidad en la que hubiere 
incunrido en su ejecución y hasta que “El Contratista ” haya cumplido con todas las obligaciones qô(e se 
deriven de este contrato, dicha garantia deberá ser por el 10% dei monto total de la obra. 


Octava: Ajuste de costos 


Guando a partir de la presentadón de las propuestas ocurran circunstancias de orden económico no previstas' 
en el contrato, que determinen un aumento o reducción en los costos de. los trabajos aun no ej€ 
conforme al programa pactado, dichos costos, cuando procedan, deberán ser ajustados atendí 
procedimiento de ajuste de costos acordado por las partes en el contrato, de acuerdo con lo establecido 
artículo 54 y 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados dei Estado de Oaxaca, el aur 
reducción correspondientes deberá constar por escrito. 


El ajuste de los costos podrá llevarse a cabo mediante el siguiente procedimiento: 
.«tbbqs 



s originales dei contrato permanecerán fijos hasta la 
el ajuste se aplicara a los costos directos conservand 
s y utilidad originales durante el ejercicio dei contrato 


sión será efectuada por “El Município” a solicitud escrita dé 
[deja documentación comprobatoria necesaria. JESORE 

SoiSíytNTOS CONSTRUIMOS ^^ESARRCÍ^JíÒj 

Col. Centro. Santiago Jamiitepec. Oaxaca C,R 71700 Tel: 

Dtt09 ^Oni#/í6/2^fi|jciencla©jamiltGpecmunicipio.gob.mx / jamiltepecmunicipio.Qc^.np^jj^ 
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En caso de existir conceptos no considerados dentro dei catálogo respectivo, se consideraran como trabajos 
extraordinários y deberán ser revisados en forma conjunta entre “El Contratista” y “El Município” para el 
pago de los mismos. 


Novena: Modificación dei contrato 


Durante la vigência dei presente contrato éste se podrá modificar mediante la suscripción de convénios siempr^^ 
y cuando éstos considerados conjunta o separadamente no rebasen el 25% dei monto o dei plazo pactado, ly 
impliquen variaciones sustanciales dei proyecto originalmente autorizado. 



La modificación de los contratos es bajo la estricta responsabilidad de “El Município” y deberá efectuarse por' _ 

razones debidamente fundadas y motivadas de tales modificaciones se dará conocimiento al Órgano de Corürol 
Interno y a la Secretaria de la Contraloría y Transparência Gubemamental, dentro de los diez dias hábiles ^^DICATURi 
celebración. MUNICIPAL 

Mplo. Santiago 

Décima: Representantes de las partes Jamiitepec, 

Dtto. Jamlltejí 

“El Contratista” se obliga a designar por escrito y a establecer anticipadamente a la iniciación de los trabajos, ei9@n ^9^ 
sitio de realización de los mismos, a un profesional o técnico, el cual deberá tener poder amplio para tomar 
decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato. “El Município” se reserva el derecho d e s n;; 
aceptación, o en su caso la solicitud para que se sustituya, el cual podrá ejercer en cualquier tiempo. \ 


“El Município” en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 61 de la Ley de Obras Públicas y Servidos 
Relacionados dei Estado de Oaxaca designa como su representante en la obra para tratar todos los 
relacionados con los trabajos o derivados de ellos a la residenda general de supervisión, que tendrá entre oi 
facultades y obligaciones que sefiala el precepto indicado, y de manera enundativa y no limitativa las siguii 


Supervisar, vigilar, controlar y revisar los trabajos objeto dei contrato y dar a “El Contratista” por ef 
instrucctones que estime pertinentes, relacionadas con su ejecudón en ia forma convenkJa y con las modr 
que en este’^Q ordene. 

' çn que en caso de que “El Município”, contrate a un te 
s t^a, control y revisión, “El Contratista”, otorgará a ésta las fi 

largo será responsable de cualquier autorización y aprobación 



/tif 


la dei presente contrato, la residenda de obra. 




COItST 

íplizar trab^oi 
i^mentos f mSlW 
'eladona^0oi 


. ._ en que la bitácora de obra formara parte de este contrato 

Responsabilidades dei Contratista. 


PRESIDENCy 

MUNICIP 
Mpio. San 
JomittepeCf 




|jeto de la obra 
ervienen en la 


propuesta de este contrato y a que la realización de todas y cada una de las partes de dichos trabajos se efectúen a 
satisfacdón de “El Município”, así como, a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vidos ocultos de la 
misma y de los danos y perjuidos que por inobservanda o negligencia de su parte se lleguen a causar a “El 
Município” 0 a terceros, en cuyo caso, se hará efectiva la garantia senalada en el indso III).-, de la cláusula 
Séptima de este contrato. 


Es facultad de “El Município”, realizar la inspecdón de todos los materiales que vayan a usarse en la ejecudón de 
K» trabajos. ya rôf^l^&LLO 

Palacio Municipal S/N Col. Centro, Santiago Jamiltepec, Oaxaca C.R 71700 Tel: (954) 58 2 85 45 - 58 2 82 30 
presiclencia@jamiltep>ecmunicipio.gc)b.mx / jamiltepecmunícípío.gob.mx 
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Asimismo, en virtud de que “El Contratista” es el únicx) responsable de la ejecución de los trabajos, deb^ 
sujetanse a todos los neglamentos y órdenes de las autoridades competentes en matéria de construcdón, 
seguridad, uso de la vía pública, protección ecológica y de medio ambiente que rijan en el âmbito federal, estatal o 
municipal, así como a las instrucciones que al efecto le sefiale el gobiemo. Las responsabilidades y los danos y 
pequicios que resultaren por su inobservância serán a cargo de “El Contratista”. 



Los derechos y obligaciones que se derivan de los contratos no podran cederse en forma parcial o total a favor de^ 
cualquier otra persona, con excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados enf * 
cuyo caso deberá de contar con el consentimiento de “El Município”. ’ ^ 




Décima segunda: Cláusula Penal 



A fin de verificar si “El Contratista” está ejecutando los trabajos, objeto de este contrato, de acuerdo con^INDICATUR 
programa de obra y montos mensuales aprobados, “El Município” comprobara periódicamente el importe de lo^UNICIPAL 
trabajos ejecutados, con los que debieron realizarse en términos de dicho programa, en la inteligência de que Santíagt 
efectuar la comparación se procederá a la evaluación de los danos causados y deducirá el costo dei pago que Vo^^^^^P^Ç 


corresponda. 


Si como consecuencia de la comparación a que se refiere el párrafo anterior, el importe de los trabajos realmente 
ejecutados es menor que el estableddo en el programa de obra, “El Município” retendrá en total el 2% d©-^e 
diferencia de dichos importes multiplicada por el número de meses transcumidos desde la fecha programada para ei 
iniao de las actividades o trabajos que se encuentren atrasados, hasta la de la revisión, por lo tanto, menáualmente 



se hará la retención o devolución que corresponda a fin de que esta en su monto total sea la indicada. 


\ 


Si “El Contratista” no concluye los trabajos en las fechas senaladas, también como pena convencional de berá 
cubrir a “El Município” la cantidad de 0.002% (dos al miliar) sobre el monto total dei contrato, por cada día ni 
de demora hasta el momento en que los trabajos queden conclukJos a satisfacción de “El Município”. 


Independientemente dei pago de las penas convencionales sefialadas en tos párrafos anteriores, 
podrá exigir el pago de danos y pequicios ocasionados al erário público, en cantidad líquida y cierta, 
poder exigir el cumplimiento dei contrato o rescindirio. "" 


Además de to manifestado, en el supuesto de que el incumplimiento cause daílos y pequicios, 


Município” 0 a terceros (grupo de trabajadores), “El Contratista” estará obligado a realizados en té( 

Décima tercera: Suspensión Temporal Zuchlo^SA. 

P FC C21HT121! 

“El Município” podrá suspender temporalmente en todo o en parte tos trabajos contratados* por causai 
debidamente justificadas, debiéndose determinar, en su caso, la temporalidad de la suspensión, la que no podrá 
prorrogarse o ser indefinida. 


Para tales efeCtos “^Ijpnicipio” emitirá un oficio, que deberá ser signado de recibid( 
que se expreseçf^Mg^tós y justificaciones de la suspensión temporal, así coi 
reanudación ^ 



El presenj 
causas qi 



^ntratista”, en el 
^^revista para la 




ntinuar produciendo todos sus efectos legales una vez 
pensión temporal. 

PRESIDENCI 

ft; . MUNICIPA 


esaparecido las 


T- - Mpio.Santia 

*Ti EL 

Col. Centro, Santiago Jamiltopec, Oaxaca C.P. 71700 Tel: 82 30 
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Décima cuarta: Resdsión Administrativa de Contrato. 


“El Município” podná rescindir administrativamente el presente contrato de obra pública por contravenir los 
términos de este o las disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servidos Relacionados dei Estado de Oaxaca. 


Así mismo, podrá dar por terminado antidpadamente el presente contrato por razones de interés general o por 
mutuo consentimiento. 


En reladón con lo anterior, “El Município” determinará la resdsión administrativa, cuando “El Contratista” n^ 
inicie los trabajos en la fecha pactada, suspenda injustificadamente los trabajos o incumpla con el programa i 
ejecudón por falta de materiales, trabajadores o equipo de construcdón y no repare o reponga alguna parte de 
obra rechazada, que no cumpla con las especificadones de construcdón o normas de calidad, si no cubi 
oportunamente los salarios de sus trabajadores y demás prestadones de carácter laborai (IMSS, INFONAVIT, 
SAR, etc.) y sin que ello, a juido de “El Municipio” aea o pueda aear dificultadas durante o después di 
ejecudón de los trabajos en petjuicio de “El Municipio”, si subcontrata o cede la totalidad o parte de la obra ob] 
de este contrato o los deredios derivados dei mismo, así como cualquier otra causa que implique contravenciói 
los términos dei presente instrumento. 





Cuando “El Municipio” determine resdndir el contrato, dicha resdsión operará de pleno derecho y sin necesii^^^ 
de dedaración judidal, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que se establece en el párrafo siguiente 


OICATUR/ 

UNICIPAL 

lo. Santiago 
Jamiltepec^^ 
ioj 


“El Municipio” comunicará a “El Contratista” la resdsión dei contrato en forma fehaciente por escrito de acú 
al artículo 58 y 59 de la Ley de Obras Públicas y Servidos Reladonados dei Estado de Oaxaca a fin de que éste, 
dentro dei término de 15 (quince) dias hábiles, contados a partir de la fecha en que redba la notificadón de la 
resdsión, exponga lo que a su derecho convenga, y aporte, en su caso, las pmebas que estime pertinentes. 



Transcurrido el término referido, “El Municipio”, considerando los argumentos y pruebas que hubiera hecho valer 
“El Contratista”, resolverá y notificará lo procedente dentro de los 15 (quince) dias hábiles siguientes a que se 
produzca la respuesta. Cumplido lo anterior, “El Municipio” impondrá el pago de las penas convenidas. ^ 


Una vez que se comunique a “El Contratista” el inido dei procedimiento de resdsión dei contrato, por pai 
Municipio”, éste proc^erá a tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados para hacerse^ 
inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de “El Contri ^ 
circunstandada y notariada dei estado en que se encuentre la obra, así como establecer un plazo de diez 
naturales para la recuperación dei anticipo aún no amortizado, asentándose asirnismo las causas qu^ 
resdsión. Dicha acta se levantará ante la presenda de fedatario público. 


“El Contratista” estará obligado a devolver a “El Municipio”, en un plazo de 10 (diez) dias naturalefj 

d?’ 


partir de la fecha de inido dei procedimiento de resdsión, toda la documentación que “El Municipii 
entregado para la realización de los trabajos. 


En los casos d^ 
incumplimier^ó*' 
efectivas 1^"^ 
ejecutadoi 
que deberi 
resdsión 
la recui 



.sdsión previstos en forma enundativa y no limitativa en esta dáusula 
rama, “El Município” y “El Contratista” convienen en que aqqil 
que de forma precautoria se abstendrá de cubrir los importes 
los desde el inicio de dicha resdsión, hasta que se otorgue el finii 
ntro de los 40 (cuarenta) dias naturales siguientes a la fechâ\'^ 
deberá preverse el sobrecosto de los trabajos aún no ejecutados, asfí 
'^ate^ales y equipos que en su caso le hayan sido entregados a “El1Cjj^ g iÍ ^8 ^’| 

!,tííjM^TOS CONSTRUIMO^EL DESARROLtSg(j 

_ %f^ol. Centro, Santiago Jamihepec, Oaxaca C.P. 71700 Tel; (954) 

Dtto. dencia@jamíitepecmunicipio.gobjnx / jamiitepecmunicipio.gobifl^ . 202í 
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a hacer 
trabajos 
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ión de li 
relativo 
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Décima quinta: Recepción de obra 

“Ei Contratista” comunicara a “Ei Municipio” la conclusión de los traíJaToV guê l^^rqn ^cimendados para 
que dentro dei plazo de veinte dias verifique la correcta terminación de j^Sfl^8^(ÍOh^TTC'è\s condiciones 
estabiecidas en ei contrato, ai finalizar la verificación de los trabajos 

diez dias naturales para proceder a su recepción fisica, mediante 6r*!éyârTflmieDto dei acta de entrega - 
recepción correspondiente, quedando la obra bajo su responsabilidad. 

La entrega recepción de la obra no exime al contratista de la responsabilidad por defectos o vidos ocultos que 
tenga la misma, en los términos de las leyes respectivas, por lo que en el momento de celebrarse la entrega se 
deberá exhibir fianza que garantice los vidos ocultos de la obra, la cual tendrá una vigência de doce meses. 

Recibidos fisicamente los trabajos, las partes deberán elaborar dentro dei término estipulado en el contrato, 
finiquito de los trabajos, en el que se harán constar los créditos a favor o en contra que resulten para cada 
de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante. 






Determinado el saldo total, “El Municipio” pondrá a disposidón de “El Contratista” el pago correspondienr 
mediante su ofrecimiento a la consignación respectiva, o bien solicitara el reintegro de los importes resultantes^ 
debiendo, en forma simultânea, levantar el acta administrativa que de por extinguidos los ciered^f[yjQ|0/^jyp/^ 
obligadones asumidos por ambas partes en el contrato. MUNICIPAL 

. X r. Mpio. Santiago 

Décima sexta: Discrepâncias JamHtepe(C 

Dtto. iortfrttepí 

En el supuesto de que durante la ejecudón dei presente contrato llegaren a surgir discrepâncias de caráder técnioo 4 O 4 
y administrativo, sobre tos aspectos que más adelante se senalan de manera específica y limitativa, las partes 
convienen en que tos representantes designados por cada una de ellas en la dáusula dédma se notifique o por 
escrito la discrepância, indicando de manera expresa en qué consiste, para que inicie un procedimiento de^ 
adaradones al día siguiente de redbida la notificadón y en un témnino no mayora 10 (diez) dias hábiles se procure 
llegar de común acuerdo a la mejor solución para las partes. 

La resolución a la que lleguen las partes, deberá constar por escrito, para lo cual se levantará la minuta 
correspondiente, que será suscrita por sus representantes, reconodendo desde ahora total validez a dicho 
acuerdo. 



En el supuesto de que en el término estableddo, tos representantes de las partes no lleguen a ningún acuerdo que 
ponga fin a la discrepância, quedarán a salvo sus derechos para hacerlos valer arite las autoridades competentes. 

Décima séptima: Legislación 

Las partes se obiigan a sujetarse estrictamente para la ejecudón de la obra objeto de este contrato a todas y cada 
una de las dáusulas que lo integran, así como a los términos, linq^mitgi]{os, procedimientos y requisitos que 


establecen la Ley de 
disposidones reglamen 

En to no previsto poi)^s'p 
de Procedimientos < 



^blicas y Servidos Reladonados, 
nistrativas aplicables. 

:os antes citados, serán aplicai 
ado de Oaxaca. 



de' Oaxaca y demás normas y 


lente, el Código Civil y el Código 


JESORERÍ 

NCIA MUfl. 

ICIPAL i Mpio.San\ 

pio. Santiago ’ Jam/lted 

^kmmSCONSTRUmOS^f^M&s^ROLLO 
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Décima octava: Jurisdicción y tribunales competentes. 



Las partes convienen que todo lo no previsto en el presente contrato, lo resolverán de común acuerdo y 
confomne a los intereses que cada uno representa y en caso de controvérsia en su interpretación y 
cumplimiento, las partes se someten a la jurisdicción y competência de los tribunales dei fuero común, con 
residência en esta ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, por lo tanto, “El Contratista” renuncia al fuero que 
pudiera corresponderle por razón de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa. 


Enteradas las partes dei contenido y alcance legal dei presente contrato, manifiestan que 
ha existido error, lesión, dolo, mala fe o vicio alguno de la voluntad que pudiera invalidai 
lo firman al calce y margen, en el Municipio de Santiago Jamiltepec, distrito de Ja 
Oaxaca, a los 30 dias dei mes^qj40d9,^i dos mil diecinueve. 

2 

Por “El Municipio” 

SÍNDICATURA 
MUNICIPAL 
Mplo. Santiago 
Jamiltepec, 

0 . Jamiltepec, 




rgamiento no 
n^tancia, 
stado de 


C. 

PRESIDENTA' Ml 


'omlltepec„ 
Oax. 2019 • 2021 



)ibQPSA.Eail^SA 




TESTIGOS 






C. Fernando Jesus Ávila 

Cisneros 

REGIDOR DE OBRAS 
PUBLICAS 


Bautista 

" -‘jÍ^^^ro municipal 
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